Rok 1556. | 


Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część I. — Wydana i rozesłana dnia 5 stycznia 1886. 


1. 
Rozporządzenie ministerstwa rolnictwa, wydane w poro- 
zumieniu Z ministerstwem spraw wewnętrznych dnia 
IS grudnia 1885, 


tyczące się układania projektów technicznych przedsiębiorstw, które mają być wspierane 
z państwowego funduszu melioracyjnego. 


W myśl $. 5 L 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1884 (Dz. u. p. Nr. 116) sposób 
przeprowadzenia każdego przedsiębiorstwa, które ma być wspierane z państwo- 
wego funduszu melioracyjnego i kosztorys opierać się mają na umowie z Rządem 
zawartej. 

Czy do zawarcia tej umowy oprócz projektu ogólowcgo ma być także przed- 
stąwiony ministerstwu rolnictwa projekt szczegółowy i w jakim czasie, — zostawia 
się to decyzyi w każdym z osobna przypadku. 

O ile przedmiotem projektów nie jest odprowadzanie wód górskich, w myśl 
ustawy z dnia 30 czerwca 1884 (Dz. u. p. Nr. 117), w którym to razie winny być 
one wygotowane podług osobnych przepisów tejże ustawy oraz rozporządzenia 
ministeryalnego z dnia 18 grudnia 1885 (Dz. u. p. Nr. 2 z r. 1886), w przedsta- 
wianych projektach trzymać się należy następujących postanowień: 


A. W projektach ogółowych. 

Projekta ogółowe zawierać mają: 

I. Mapę przedstawiającą przeglad całego obrebu przedsiębiorstwa, do której 
użyć należy albo mapy generalnego sztabu c. k. zakładu geograficznego; wojsko- 
wego w Wiedniu na podzialkę 1:25000 albo 1:75000, albo też mapy na po- 
działkę 1: 28800. 

Mapę tę przedstawić należy w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie 
zwrócony a drugi zachowany zostanie w ministerstwie rolnictwa. 

Na mapie tej uwidocznić należy obręb zamierzonego przedsiębiorstwa, jako- 
też położenie naziomu, przez narysowanie oznakowanych przekrojów poziomych 
lub wpisanie oznak niwelacyjnych w odpowiednim rozkładzie, a nadto przedsta- 
wić mianowicie: 
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(u) Przy regulacyj rzek. 

1. Cały do regulacyi przeznaczony ciąg rzeki i tych części jej dolnego i gór- 
nego biegu, tudzież wpadających do niej wód, ktore wywierają wpływ na zamic- 
rzoną regulacyą, lub na które ona ważny wpływ wywierać bedzie. 

2. Obszar opadów atmosferycznych, o ile wiadomość ta potrzebna będzie do 
ocenienia zamierzonego przedsiębiorstwa. 

Gdyby przedstawienie tego wszystkiego na tej mapie zbyt wiele miejsca 

zająć miało, natenczas można użyć do tego także map mniejszego rozmiaru. 

SN możni 26 z budowli już Raas dh lub dopiero wznieść się mają- 
cych, er. bieg rzeki przecinają (upusty, jazy, mosty, syfony itp.) albo jakikolwiek 
wplyw nań wywierają (groble, drogi komunikacyjne, tudzież główne ciągi robót 
regulacyjnych itd. itd.), o ile te przedmioty j już na mapie nic są naznaczone. 

4. Szlak biegu rzeki, jaki regulacya ma utworzyć, a to w przybliżonej postaci, 
jakotez odnóg głównych, anni te mają być utworzone w celu nawodnienia osusze- 
nia bagien lub przemysłowego obrotu. 

5. Obszary, dotychczas przez powodzie po obu brzegach rzeki zalewane. 

6. Stanowiska istniejących lub urządzić się mających wodowskazów. 

7. Położenie zbiorników, jeżeli w dopływach bocznych są urządzone. 


b) Przyzurządzeniach do odwodniania i nawodniania. 


Obszar powierzchni, która ma być ulepszona, barwistemi obwódkami okre- 
ślony; rozkład ważniejszych kanałów, śluz, progów, jazów i przyrządów machi- 
nowych. 

LL Plan sytuacyjny szezególowy na podziałkę 1:2000 aż do 1:5000 tych 
części zamierzonej melioracyi, które przeważnie utrudniają wykonanie przedsię- 
wzięcia lub wskazać mogą szczególny sposób postępowania przy wykonywaniu 
podjętego dzieła. 

ILL. Profil ogółowy podłużny tych ciągów rzeki, które mają być regulowane, 
lub projektowanych kanałów, obejmujący o tyle przyległe części biegu rzeki, a 
względnie takie długości poniżej i powyżej uść kanałowych, aby można było wy- 
wnioskować, o ile E odpowie celowi względem tych przyległych części rzeki. 


Do tego profilu podłużnego użyć należy: 

1. Dla długości, używając map na podziałkę 1: 25000 lub 1:28800, podziałki 
dwa razy większej, a zaś przy użycia map na podziałkę 1: 75000, pięć razy wię- 
kszej od podzialki planu sytuacyjnego. 

2. Dla wysokości podziałki 1:100 aż do 1:200 z uwzględnieniem postano- 
wień podanych pod C, tyczących się przekrojów podłużnych. 

W profilu podłużnym przedstawić nadto należy szczególnie oprócz teraźnicj- 
szego a według okoliczności pr ojektowanego dna rzeki i obu brzegów, tak teraź- 
niejszy jakoteż zamierzony stan wody najniższy, średni i najwyższy, tudzież jazy, 
jeżeli istnieją lub mają być nowourządzone. 

IV. Profile poprzeczne, odpowiadające profilowi podłużnemu, w których 
oprócz obudwu brzegów, osi i płaszczyzny porównawczej uwidocznić należy rodzaj 
gleby, stan wody, najniższy, średni i najwyższy, tudzież przedmioty w tych prze- 
knojąghi leżące, jak np. groble, jazy. roboty regulacyjne itp. 

Do” tych przekrojów poprzecznych, j jakoteż do przekrojów węgielnych, gdyby 
były potrzebne, używać należy dla SALCE: zazwyczaj tej samej podziałki, co dla 
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wysokości przekroju podłużnego, jeżeli jednak profile te są bardzo wielkie, można 
zmniejszyć podziałkę według okoliczności do 1:300, 1: 400 lub 1:500. 

Ilość sporządzanych przekrojów poprzecznych zależy od zachodzących sto- 
sunków miejscowych i od rodzaju przedsiębiorstwa. 

W każdym jednak razie należy sporządzić: 

1. Dla regulacyi rzek, uwzęledniając ile możności miejsca charakterystyczne 
przepływu, jakoteź miejscowości, których natura osobliwie utrudnia wykonywanie 
zainierzonych robót, najmniej 2 profile poprzeczne na każdy kilometr głównych 
biegów wody, a najmniej 1 profil poprzeczny na każdy kilometr podrzędnych bic- 
gów wody. 

2. Dla budowy kanałów taką ilość profilów poprzecznych, jaka będzie po- 
trzebna do ocenienia, ile wody kanały pochłaniać mogą i do obliczenia w przybli- 
żeniu ilości wybrania ziemi. 

Rysunki planów szczegółowych konstrukcyi budowli regulacyjnych i bu- 
dowli do obrony brzegów, jazów, mostów i wszelkich innych ważniejszych robót 
na podziałkę 1:50 aż do 1: 100. 

VI. Kosztorys sumaryczny tak całkowitej roboty, która ma być wykonana, 
jak i obliczony średnio na jedność miary (kilometra, hektara) owej przestrzeni, 
która ma być ulepszona, z szczególnym wzgledem na następujące rubryki: 

1. Roboty ziemne i karczunki. 

2. Właściwe roboty regulacyjne i wszelkie utwierdzenie brzegów, stoków i 
łoża rzeki. 

3. Budowle inżynierskie (mosty, wiadukty, syfony, zbiorniki itd.). 

4. Jazy i progi. 

5. Roboty poboczne (przypory murowane, bruki, jakoteż obsiew, odarnianie i 
obsadzenie brzegów, grobel). 

6. Wykup gruntów i wszelkie wynagrodzenia. 

H Usządzenia machinowe. 

8. Wydatki administracyjne podczas budowy. 

9. Rozmaite. 

10. Nieprzewidziane wydatki wyrażając kwotę w odsetkach od całej sumy na 
budowę wprzód podanej. 

Jeżeli w związku z poprawą biegu wód wykonane być mają równocześnie 
roboty, majace na celu nawodnianie i odprowadzanie wody, kosztorysy tych osta- 
tnich robót oddzielić należy od kosztorysów melioracyi głównej, ale w tych koszto- 
rysach także roboty główne podzielić według rubryk powyższych. 

MAI. Sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające projekt pod względem 
technicznym i i ekonomicznym. W szczególności wyluszczyć tu należy: rozci iagłość 
zamierzonej melioracyi, skuteczność proj ojektowanych przekopów, wybór nowych 
przekrojów przepływu i spadków, mianowicie ze względem na stosunki istniejące 
w przyległych częściach rzeki, wysokości wody obserwowane na wodowskazach, 
wysokość i trwanie najwyższego wodostanu. opady atmosferyczne w porzeczu 
stwierdzone pomiarami ombrometrycznemi według ich wysokości, czasu trwania i 
rozkładu. ilości przepływu, jeżeli były mierzone w pewnych przekrojach rzeki, 
i znalezione rodzaje naniosu, ilość wody, która w obec istnie jacych stosunków kli- 
matycznych i sz! ma być spuszczona, gdy chodzi o jej odprowadzenie a 
napuszczona, gdy chodzi o nawodnienie, wplyw spodziewanego obniżenia się stanu 
wody gruntowej, jakość pod względem geologicznym i fizycznym naziomu, na 
który rozciągają się roboty melioracyjne, stosowność systemu obranego do odwo- 
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dnienia lub nawodnienia, skuteczność przyrządów machinowych, które mają być 
użyte. 

W sprawozdaniu tem szczególniej zwrócić należy uwagę na wyjaśnienie do- 
tychczasowych stosunków ekonomicznych, jakoteź korzyści, jakie mają być osią- 
gnięte przez wykonanie przedsiębiorstwa w porównaniu z dotychezasowemi war- 
tościami urządzeń i nieruchomości. Osobnego badania teraźniejszych wartości ziemi 
dla obliczenia dochodu można zaniechać, podając natomiast czysty dochód kata- 
stralny dwadzieścia pięć razy wzięty. 

Zarazem wyjaśnić należy w sprawozdaniu szczególowy program budowy i 
podać kosztorys sumaryczny utrzymania w dobrym stanie robót, których wykona- 
nie jest proponowane. 


B. (o do projektów szczegółowych. 


Projekta szczegółowe zawierać mają: 

T. Plan sytuacyjny szczegółowy na skalę między 1:2000 a 1:5000 miano- 
wicie takiej wielkości, aby przeznaczenie i rozporządzenie projektowanych robót 
wyraźnie było przedstawione. 

Plan sytuacyjny uczynić należy dokładnym obrazem naziomu przez naryso- 
wanie oznakowanych przekrojów poziomych lub wpisanie oznak niwelacyjnych 
odpowiednio rozłożonych a nadto przedstawić mianowicie: 


a) Dla regulacyi rzek. 


1. Istniejące łożysko rzeki odniesione do stanu zera z jej odnogami, brzegami, 
wyspami, ławicami piasku, kierunkiem prądu, oznakami niwelacyjnemi powierz- 
chni wody i i jej głębokości, tudzież budowlami znajdującemi się w korycie rzeki 
lub z niem graniczącemi, jakoto: jazami, upustami, groblami, budowłami regula- 
cyjnemi, ścieżkami do hołowania, zakładami o wodnych motorach, mostami, kład- 
kami, komunikacyami wodowskazami. 

2. Zamierzone linie regulacyjne z osią I sytuacyą przekrojów poprzecznych. 
przekopy, groble, bolwarki. ramy. osłony brzegów, jazy, zakłady do osuszania ba- 
gien, gościńce, drogi, miejsca na skład materyałów. 

3. Granice powodzi, tudzież leżące w ich obrębie osady, zakłady przemysło- 
we, budynki, drogi, gościńce, koleje żelazne, groble, urządzenia do odprowadzania 
wody I nawodniania. 


6) Dla odprowadzania wody i nawodniania. 


1. Odgraniezenie powierzchni przeznaczonej do ulepszenia, razem ze znajdu- 
jącemi się na tej powierzchni biegami wód, jeziorami, stawami, bagnami, osadami, 
budynkami mieszkalnemi, zakładami BO OE i przemysłowemi, gościńcami, 
mostami, jazami, tamami i groblami. 

2. Kanały nowo projektowane, aż do osiągnięcia dalszego odpływu i inne 
nowe roboty, w szczególności urządzenia machinowe i do osuszenia bagien służące, 
w razie ich użycia. 

3. Gdy chodzi o nawodnienie, osobliwie ważniejsze szczegóły co do dopro- 
wadzenia, rozkładu i odprowadzenia napowrót ilości wody potrzebnych do nawo- 
dnienia pojedynczych części naziomu. 

4. Naznaczenie drenowań połączonych z kanalizacyą lub oddzielnie wykonać 
się mających urzadzeń drenowych, których osobny rysunek objaśniający dołączyć 
należy. 
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IL Przekrój podłużny specyalny tych części rzeki, które mają być uregulo- 
wane lub kanałów, które mają być założone z użyciem dla długości takiej samej 
podziałki jak do planu sytuacyjnego szczegółowego, lub nawet kilkakroć większej, 
jeżeli okoliczności tego wymagają, dla wysokości zaś podziałki 1: 100 aż do 1:200. 

Przekrój podłużny specyalny ma zawierać: 

1. Wysokość tak teraźniejszych łożysk przekopów rzecznych lub kanałów 
jak i tych, które przez regulacyą lub jazy mają być osiągnięte. 

2. Wodostan najniższy, średni i najwyższy, ten ostatni oddzielnie podług sta- 
nów średnich i nadzwyczajnych powodzi. 

3. Wysokość brzegów, o ile chodzi o znaczniejsze budowy lub o urządzenia 
na naziomie nierównym; we wszystkich innych przypadkach dostatecznem jest 
przedstawienie naziomu na osi przekopu lub kanału. 

4. Ważniejsze przedmioty, np. wodowskazy, jazy, mosty, drogi, groble, pun- 
kta stałe. 

5. Oznaczenie jakości naziomu pod względem geologicznym. 

6. Podanie względnego spadku istniejącego 1 zamierzonego, otrzymanego 
przez iloraz z podzielenia spadku bezwzględnego przez długość odpowiedniej czę- 
ści rzeki, wyrażonego w ułamku dziesiętnym, np. I=0*000563. 

III. Zbiór przekrojów poprzecznych z zachowaniem postanowień podanych 
pod ATV i C wypracowanych, przyczem dla regulacyi rzek, na jeden kilometr 
głównych biegów wód zdjąć i wyrysować należy przynajmniej cztery przekroje po- 
przeczne — na jeden kilometr dopływów bocznych — jeżeli istnieją, przynajmniej 
dwa takie przekroje, zaś do budowy kanałów taką ilość przekrojów poprzecznych, 
jaka jest potrzebna do ocenienia, ile wody kanały pochłaniać mogą i do obliczeń 
wybrania ziemi. 

Gdyby z przyczyny kształtu naziomu było to pożądanem, niektóre z tych 
przekrojów poprzecznych przedstawiać mają przekrój całkowity powierzchni, 
która ma być ulepszona. 

IV. Plany szczegółowe konstrukcyi budowli do regulacyi i obrony brzegów, 
upustów, jazów, tam, przewałów, mostów, przepustów, syfonów, jakoteż innych 
ważnych robót na skalę 1:50 aż do 1:100. 

Gdyby miano zaprowadzić urządzenia machinowe, przedłożyć należy typowe 
rysunki takowych. 

V. Kosztorys sumaryczny z uwzględnieniem robót głównych tej samej nazwy, 
wyszczególnionych w kosztorysie projektu ogólnego i przepisów podanych w tej 
mierze pod 4, ustęp VI. 


C. Postanowienia dla projektów ogółowych i szezegółowych. 


I. W planach projektów, które winny być opatrzone objaśnieniem znaków, 

odznaczyć należy: 
W planach sytuacyjnych: 

1. Granice powierzchni na przedsiębiorstwo zajętej zielono. 

2. Wody istniejące jasno-błękitno a powierzchnie powodzią zalewane również 
błękitno ale barwą odpowiednio jaśniejszą. 

3. Istniejące drogi jasno-brunatno. 

4. Wszystko inne (granice, budynki, komunikacye, linie brzegowe, jazy, 
tamy itd.) czarno. 

5. Przekroje poziome ciemno-brunatno, 
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6. Projektowane nowe roboty, a mianowicie: 

a) budowle, które mają być wzniesione, osi 1 profile poprzeczne z oliczbowa- 
niem, jakoteż linie kierunkowe regulaeyi rzek i szlaki kanałów barwą cyno- 
bru, powierzchnie temi szlakami objęte ciemno-blękitna; 

b) linie kierunkowe komunikacyi barwą karminu, powierzchnie między niemi 
zawarte taką samą barwą jasną. 

7. Oznaki niwelacyjne taką samą barwa jak to, do czego się odnoszą. 


W planach profilowych: 


a mianowicie w przekrojach poprzecznych istniejące dna rzek i kanałów, 
tudzież obadwa brzegi liniami czarnemi pelnemi, w przekrojach podłużnych E 
i brzeg prawy także czarnemi pelnemi, brzeg lewy czarnemi kropkowanemi, do 
zdjętych oznak niwelacyjnych naziomu, koryta, grobel i tam itp., jakoteż do wszy- 
stkich istniejących a w przekroju leżących przedmiotów, używać należy podobnież 
czarnego odcienia barwy; zdjęte wodostany oznaczyć, wpisać 1 oznakować należy 
błękitno; projektowane barwą cynobru, przyczem. gdyby miano przedstawić po- 
wierzchnia wody, spiętrzonej i gruntowej, uczynić to należy liniami kropkowanemi 
w barwach odpowiednich odcieni. 

Do przedstawienia rysunkowego wszystkich nowych robót w przekroju leżą- 
cych, do ich napisów i liczb używać należy barwy cynobru, do wykonać się ma- 
jących przedmiotów karminu jasnego, do powierzchni na zniesienie przeznaczo- 
nych barw żółtych. 

II. Plany sytuacyjne zwrócone być powinny zwyczajnie góra ku północy a 
lewym brzegiem ku zachodowi a w każdym razie kierunek południka nakreślić 
należy dokładnie i wyraźnie. 

MI. Przekroje podłużne następować powinny zgodnie z odpowiednimi pla- 
nami sytuacyjnemi, w kierunku biegu rzeki, od lewej ręki ku prawej; oznaki niwe- 
lacyjne odnosić sie maja ile możności do bezwzględnego wzniesienia po nad morze 
adryatyckie, a przeto cała niwelacya winna zgadzać się z niwelacyą e. k. instytutu 
geograficznego wojskowego w Wiedniu. Gdyby to było niemożebnem, poziom 
normalny obrać należy poniżej najniższego punktu powierzchni 0 którą, chodzi, 
iżby wszystkie punkta niwelacyjne miały rzędne dodatne. 

Zwesztą tego samego poziomu normalnego użyć należy do wszystkich planów 
każdego operatu. Gdyby z powodu znacznych spadków potrzebne były stopniowa- 
nia poziomu w przekrojach podłużnych, następować one winny co dziesięć metrów. 

W przekrojach podłużnych oznaki niwelacyjne naziomu pisze się po lewej 
stronie swoich rzędnych; oznaki niwelacyjne projektu razem z wynikającemi róż- 
nicami (zbiorek lub nasypek) z prawej strony wyżej. Oprócz tego umieścić należy 
oznaki niwelacyjne wysokości naziomu, dna, korony grobel i wodostanów (te osta- 
tnie błękitno) napisami z boku objaśnione. Po nad ciągiem niwelacyi pisze się 
nazwiska gmin, granie itd. 

Stanowisko i opis przekrojów planów sytuacyjnych, przekrojów podłużnych 
i poprzecznych winny zgadzać się z soba w taki sposób, aby nie mogla zachodzić 
wątpliwość co do tożsamości punktu na rozmaitych planach. 

Stanowiska obiera się podług kilometrów a odległość punktów pośrednich 
liczy się zawsze od poprzedniego kilometra (np. 2-400 oznacza punkt oddalony 
od początkowego punktu niwelacyi o 2 kilometry więcej 400 metrów, razem o 
2400 metrów). Te stanowiska kilometrowe oznacza się tak w płanach sytuacyj- 
nych jak i w przekrojach podłużnych grubszemi cyframi i obwódkami, w tych zaś 
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ostatnich przekrojach nadto grubiej nakreślonómi rzędnemi. Oznaczenie przekrojów 
poprzecznych odpowiadać ma oznaczeniu odpowiednich punktów przekroju po- 
dłużnego (np. profil poprzeczny 3 -- 340, 3-380, 4+0 itd.). 

IV. Rysunki i pisma, które mają być przedstawione, składać należy zwyczaj- 
nie tak, aby miały 21 centymetrów w szerz a 34 wzdłuż i kaźdy akt opatrzyć ze- 
wnątrz napisem. 

Gdyby składanie w powyższym formacie nie było odpowiedniem z przyczyny 
rozmiarów powierzchni, o którą chodzi, przedstawić należy operaty w osobnych 
tekach. 

Wszystkie projekta winny być datowane 1 podpisane przez autora. 

Podziałkę pomniejszającą, jakiej używano, uwidocznić należy na każdym załą- 
czniku i wyrazić liczbami odpowiedni stosunek nad podziałką, do której należy. 

V. Za jedność miary używać należy metra, a tam gdzie dla słusznych powo- 
dów wpisaćby wypadło inne miary krajowe, dopisać mależy obok odpowiednie 
wartości w miarze metrycznej. 

VI. Jeżeliby jednocześnie z zamierzona melioracyą projektowano komasacyą 
grantów rolnych lub podział gruntów spólnycl, wykazać należy przy przedstawie- 
niu projektu, jakie już kroki poczyniono na zasadzie istniejących ustaw dla wyko- 
nania komasacyi lub podziału i z jakim skutkiem. 


Postanowienie końcowe. 


Rozporządzenie niniejsze nabywa mocy obowiązującej od dnia 1 stycznia 1887. 

Co się tyczy projektów po tym terminie ministerstwu rolnictwa przedstawio- 
nych, które dowodnie wygotowane zostały przed ogłoszeniem niniejszego rozpo- 
rządzenia, jeżeliby w jakim względzie nie czyniły zadość jego postanowieniom, nie 
będą odrzucone, jeżeli zresztą okażą się odpowiedniemi. 


Taaffe r. w. Falkenhayn r. w. 


2. 
Rozporządzenie ministerstwa rolnictwa, wydane w poro- 
zumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych dnia 
IS grudnia 1885, 


tyczące się sporządzania i przedstawiania projektów ogółowych do robót, mających na celu nie- 
szkodliwe odprowadzanie wód górskich (ujęcia dzikich potoków). 


Na zasadzie i w wykonaniu postanowień $$. 9 i 11 ustawy z dnia 30 czer- 
wra 1884 (Dz. u. p. Nr. 117) o robotach, mających na celu nieszkodliwe odpro- 
wadzanie wód górskich, postanawia się pod względem sporządzania i przedstawia- 
nia odpowiednich projektów ogólowych co następuje: 


I. Sporządzanie projektu ogółowego. 


Projekt ogólowy, na podstawie którego wykazaną być ma publiczna poży- 
teczność podjętego przedsiębiorstwa, w myśl g 3. 10 ustawy, obejmować ma: 
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1. Przedstawienie stosunków ważnych dla przedsiębiorstwa w ob- 
szarze dzikiego potoku (obszar opadów atmosferycznych wody górskiej, która 
ma być ujętą). 

W szczególności należy tu zbadać: dokładne oznaczenie obszaru zamierzonej 
czynności, położenia i rozlggłości obszaru dzikiego potoku i jego stosunki orogra- 
ficzne, geologiczne i klimatyczne; działalność dzikiego potoku i prawdopodobne 
jej przyczyny; czas pierwszych naniesionych osadów, o ile jest znany i peryody, 
w których inne następywały, stosunki zalesienia z odróżnieniem stosunków obszaru 
dzikiego potoku w ogólności, od stosunków w bezpośredniej okolicy dzikiego po- 
toku; PE IE gospodarstwa leśnego, istniejącego obecnie w obszarze dzikiego 
potoku, wady jego, jezeli im podlega, tudzież środki do ich uchylenia; sposób za- 
gospodarowania i użytkowania gruntów rolnych w obszarze dzikiego potoku i chów 
bydła tamże; pogorszenie się gleby jeżeli już nastąpiło i szkody ztąd powstałe; 
niebezpieczeństwa istniejące lub przewidywane w razie pozostawienia teraźniej- 
szego stanu i korzyści, które ujęcie wody przyniesie bezpośredniej i najbliższej 
okolicy dzikiego potoku; nakoniec wpływ przedsiębiorstwa na fabryki już to istnie- 
jace, siłą wody w ruchu utrzymywane, już też od większej ilości wody zależne, 
jakoteż na wody przyległe. 

2. Obraz sytuacyjny z nakreślonemi w przybliżeniu granicami obszaru 
zamierzonej czynności (perimetru, obszaru budowy §. 1 ustawy) i z oznaczeniem 
robót tak w samemże korycie jak i za jego obrębem. 

Obraz ten składa się: La 


a) Z mapy przeglądowej. 

Ta służyć może mapa jeneralnego sztabu za podziałkę 1: 75000 lub 1 : 25000, 
która ma obejmować cały obszar dzikiego potoku, a w razie potr zeby jego hajhliz- 
szą okolicę i przekroje poziome, potrzebne do przedstawienia naziomu razem z od- 
noszącemi się do nich oznakami niwelacyjnemi. Obszar dzikiego potoku oznaczyć 
należy barwą j jasno-błękitnawą, przybliżony zakres roboty oznaczyć obwódką fio- 
letową. Mapa przeglądowa ma nadto zawierać oznaczenie wszystkich urządzeń 
do spiętrzania, utrwalenia i odprowadzania (zamknięcia dolin, przewałów, przy- 
rządów do odwodniania itd.) już istniejących lub przez przedsiębiorcę zamierzo- 
nych, tudzież wszelkie istniejące większe opłoziska, wąwozy lub debry. 


b) Z planu szczegółowego. 


Plan szczegółowy ma być wygotowany na podziałkę 1:1000 najwię 
do 1:5000 i powinien obejmować tylko owe części zakresu robót, w który 
być wykonane budowy lub inne roboty, mające na celu nieszkodliwe odpr 
nie wody. è 

W tym planie sytuacyjnym, który powinien być zwrócony górnym brzegiem 
ku północy a lewym ku zachodowi, przedstawić należy warstwowanie naziomu 
w przekrojach poziomych, ciemno-brunatną barwą nakreślonych; nadto odrysować 
należy wszelkie, w tej części zakresu robót leżące miejscowości, wioski, osobne 
budynki, gościńce lub koleje żelazne, drogi i ścieżki, mianowicie zaś wszelkie wody 
płynące, kanały, urządzenia do nawodniania, odwodniania lub skrapiania; wody 
stojące lub zabagnione grunta, nakoniec upłazy, wąwozy, debry i używać do tego 
należy nakreśleń przyjętych w katastrze. Istniejące już urządzenia do spiętrzania, 
utrwalania i odprowadzania, oznaczać należy czarną barwą a te, które dopiero 
maja być wykonane, cynobrem. 
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3. Przekrój podiuzny z uzapełniającemi 
poprzecznemi. 

Przekrój podłużny całej rozciągłości wody, która ma być ujęta, jakoteż doply- 
wów, które chodzą w zakres tej budowy, sporządzać należy w dwóch egzempla- 
rzach. 

Jeden: egzemplarz na podziałkę 1: 1000 na długość a 1: 100 aż do 1: 200 na 
wysokość, ze stopniowaniem plaszczyzny porównawczej co dziesięć metrów. 

Drugi egzemplarz na podziałkę 1:1000 tak na dlugość jak i na wysokość 
ze stopniowanicm płaszczyzny porównawczej co sto metrów. 

W obudwu egzemplarzach przekroju podłużnego oznaczyć należy wszystkie 
jaz istniejące urządzenia do spiętrzania lub utrwalania (czarno), jakoteż urzadzenia 
takie nowo powstać mające (cynobrem), a spodziewane odsypiska (blado-różowo). 

Oznaki niwelacyjne umieścić należy w obu egzemplarzach. w drugim jednak 
tylko o tyle, o ile jasność obrazu na tem nio straci. 

Do przekroju podlużnego dołączyć należy pewną ilość przekr ojów poprzecz- 
nych, tak głównych jak i pobocznych wód, a to w podziałce 1:100 aż do 1:200; 
sklad gleby łoży ska, jakotoż obu ścian uwidocznić należy odeieniami barw a po- 
kłady warstw cieniowaniom. 

Stanowiska i opisy pr zekrojów podlnznych i poprzecznych, tudzież planów 
sytuacyjnych winny zgadzać się z sobą w taki sposób, aby nie mogła zachodzić 
Gai co do tożsamości punktu na rozmaitych planach. 

i. Plany (typy schematyczne, gdy robota jest prostsza) zamierzonych ro- 
bót GU spiątrzantia, K 37 T odpr owadzania. Plany te (lub typy), ody 
się tyczą większych PA budowniczych. wygotować należy na podzi iałkę 1: 100, 
gdy mniejszych, jak sąezki itp. na podziałkę 1:20 az do 1:50. Roboty dla spię- 
trzania i utrwalania przedstawiać należy tak na planie, Jakotez w profilu i i w prze- 
kroju i dołączyć zwięzły opis budowy; gdy chodzi o mniejsze roboty budownicze, 
dostatecznem jest pr zedstawienie ich w przekroju. 

We wszystkich mapach i planach w rozporządzeniu niniejszem przepisanych, 
za jedność miary używać należy metru i w każdym tego rodzaju załączniku opc- 
ratu umieścić podziałkę zmniejszenia i umieścić u góry odpowiednie liczby sto- 
sunkowe. 

5. Sumaryczny wykaz tych zarządzeń w zakresie robót, które mają 
wykonać lub uwidocznić skuteczność zamierzonych budowli w lożysku rzeki, — 
albo usunąć przeszkody i zawady, zamiar ten utrudniające. 

Tutaj naleza mianowicie roboty mające na celu uzyskanie materyalu i urzą- 
dzenie komunikacyi na przestrzeni robór (drogi, kolejc. kladki itp.). jakoteż zapo- 
bieżenie tworzeniu się zagrażających pracom w lozy sku urwisk. uplazów, zapór itp., 
tudziez roboty dla odprowadzania wody, umocnienia gruntu, opłocenia, zalosie- 
nia td., ażeby przestrzeń, na której się roboty odbywają, dostatecznie zabezpieczyć 
od wpływów elementarnych. 

Do odwodnień większej rozciągłości, które wymagają znaczniejszych budowli, 
jakoto sztolni, kanałów, głębokich wrzynek ipa lub całego systemn takich urza- 
dzeń, przedstawić należy osobny projekt i w planie sytuacyjnym oznaczyć odpo- 
wiednie obszary, które mają być odwodnione. 

6. Kosztorys sumaryczny robót w łożysku, tudzież innych zarządzeń na 
przestrzeni robót. 

Iosztorys ten obejmować powinien cały wymiar robót, które mają być wyko- 
nane i zawierać ma nietylko pojedyncze kategorye robót technicznych, jakoto: 


(Polniseh.) M a 


go ważniejszemi przekrojami 
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roboty ziemne i regulacyjne, budowy, skarpowania, opłotkowania, zalesienia, za- 
darnienia, urządzenia komunikaecyi, odwodnienia itp, wraz z odpowiedniemi ana- 
lizami i wykazami cen, ale także dalsze środki na przestrzeni robót, jakoto: cał- 
kowite lub częściowe wywlaszczenia w myśl Ś$. 4 i 6 ustawy, tudzież koszta na 
wykup gruntn i wynagrodzenia. 

W moj vsie tym podać należy także odpowiednią kwotę na wydatki admi- 
stracyjne podczas budowy i na potrzeby nieprzewidziane, w odset kach od samy 
kosztów budowy poprzednio obliczonej. 

7. Oznaczenie w przyblizeniu czasu potrzebnego do zupełnego wy- 
kończenia wszystkich robót tak w korycie, jak i na całej przestrzeni robót. 


II. Przedstawienie projektu ogółowego. 


Projekt ogółowy podać należy do właściwej Władzy administracyjnej krajo- 
wej (według okoliczności do komisyi krajowej. $. 23 ustawy). 

Władza krajowa (komisya krajowa) winna ALE portraktacyą, jaką uzna za 
stosowną do ustalenia własnej opinii, a przytem w szczególności, jeżeli projekt nie 
był ulozony przez e. k. oddział techniczno-lośny do ujęcia dzikich potoków, co do 
tego projektu zasięgnąć zdania naczelnika wlaściwoj siedziby tego oddziału (dla 
C zech, Morawy, Śląska, Galicyi i Bukowiny w Cieszynie, zaś dla innych krajów 
w Willacn), który to projekt następnie przedstawić należy Ministrowi rolnietwa 
w celach w $. L0 ustawy oznaczonych. 


Ili. Uzupełnienie projektu ogółowego celem wyłożenia go w gminie 
i odbycia pertr aktacyi komisyjnej. 


W myśl S. 11 ustawy, gdy Minister rolnictwa uzna przedsiębiorstwo za dzieło 
publicznej użyteczności a pro ojekt ogółowy za odpowiedni, projekt ten celem dalszej 
portraktacyj uzupelnić należy wykończeniem planu sytuacyjnego i Ha 
zbioru objaśnień i tak uzupełniony złożyć W pa administracyjnej powiatowej 
(a według okoliczności komisyi powiatowej, $. 23 ustawy). 

NME A tego dokonać należy w następujący sposób: 

Plan sytuacyjny sporządzony być ma na podziałkę 1: 1000 a najwięcej 
15% no i obejmować winien cała przestrzeń robót, która otoczyć nalezy obwódką 
fioletową, jej zaś najblizszą okolicę w miarę Porady a najmniej na rozległość 
200 metrów. 

W planie sytnacyjnym wyrysować należy: sekcyc i parcele katastru z ich 
liczbami, tudzież wszelkie narysy, znajdujące się w katastrze i uzupelnienia zdjęte 
wyłącznie dla przedsiębiorstwa, mianowicie wody plynace, Jeziora, stawy, kanały, 
urzadzenia do odwodniania, nawoduiania i zraszania i wody stojące, grunta zaba 
gnionc, miejsca na skład materyałów, drogi, kladla, koleje, scio Ala bydła, 
uplazy, parowy, debry, grupy skał, jakoteż zakłady przemysłowe, jeżeli takowe 
ię znajdują 

Naziom oznaczyć należy przekrojami poziomemi wraz z oznakami niwelacyj- 
nemi barwą ciemno-brunatna, pionowe odstępy przekrojów poziomych przyjąć 
należy według istniejących stosunków naziomu, ale nawet wtedy, gdy spadki są 
bardzo wielkie, nie powinny one wynosić więcej nad 20 metrów; parcele gruntowe 
i budowlane zakładać należy podlug stanu, w jakim będą w czasie zdejmowania 
planu jasnemi odcicniami barw, zgodnie z przepisami jstnicjącemi dla katastru. 
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Kanały sączkowe oznaczyć należy, jeżeli są odkryte, linią błękitną, jeżeli 
kryte, błękitna i czerwoną równolegle biegnąca. 

Parcele gruntowe, których zupełne wywłaszczenie w myśl pierwszego ustępu 
$. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1884, Dz. u. p. Nr. 117, jest proponowane lub części 
takich parcel. zakreskować należy pelnemi liniami, te zaś parcele gruntowe, któ- 
rych tylko częściowe wywlaszczenie lub tolerowanie, w myśl drugiego ustępu S. 4 
i pierwszego ustępu $. 6 jest proponowane, zakreskować liniami przerywanemi 
barwy karminowej. 

Co się tyczy wyrysowania istniejacych w obrębie robót dawniejszych lub za- 
mierzonych nowych urządzeń do spiętrzania, utrwalania lub odprowadzania wody, 
w tej mierze trzymać się należy postanowień podanych wyżej pod I 2, lit. b. 

2. Do planu sytuacyjnego w taki sposób uzupełnionego, przyłaczyć należy 
następujące tablice przegladowe: 

a) wykaz wszystkich parcel a w miarę okoliczności części parcel w obrębie robót 
leżących z wymienieniem posiadaczy i rodzaju uprawy, uporządkowany po- 
dług następstwa numerów parcel; 

b) wykaz tych parcel lub części parcel na przestrzeni robót leżących, co do któ- 

* rych proponowane jest zupełne wywłaszczenie w myśl pierwszego ustępu $. 4 

ustawy; 

c) wykaz parcel na przestrzeni robót leżacych, których częściowe tylko 1rywla- 
szczenie lub tolerowanie w myśl drugiego ustępu $. 4 a względnie pierwszego 
ustępu $. 6 jest zamierzone; 

d) wykaz uprawnionych do użytkowania wody, których prawa mogłyby być 
naruszone przez zamierzona regulacya i odprowadzenie dzikiego potoku; 

e) nakoniec dołączyć należy do planu sytuacyjnego wykaz żądań, z któremi 
przedsiębiorca zamierza się zgłosić w myśl $. 3 ustawy a tyczących się wy- 
dania mu materyałów i użycia cudzych gruntów do zwiezienia, złożenia i 
przysposobienia materyałów, jakoteż do wybudowania mieszkań dla zawia- 
dowców budowy i robotników; podać tu trzeba położenie potrzebnych grun- 
tów, ich numera parcelacyjne, nazwiska właścicieli i to wszystko, co może 
posłużyć do jak najdokładniejszego określenia żądania. 


Postanowienie końcowe. 
Rozporządzenie niniejsze nabywa mocy obowiązującej z dniem 1 maja 1886. 
Co się tyczy projektów, które po tym terminie będą wzięte pod rozwagę ale 
dowodnie wygotowane zostaly przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia, nie 
należy kwestyonować zboczeń od niniejszych przepisów, jakioby się w nich zna- 
lazły, o ile zresztą projekta te okażą się odpowiedniemi tak ze względu na ustawę 
z dnia 30 czerwca 1884, Da. u. p. Nr. 117, jak i pod wzgledem technicznym. 


Taafde r. w. Falkenhayn r. w. 
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Wykaz 


wszystkich parcel i części parcel w przestrzeni robót leżących, tudzież nazwiska ich posiada- 
czy i rodzaj uprawy. 
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Starostwo powiatowe . . . . Przestrzeń robót . 


Wykaz 


parcel lub części parcel na przestrzeni robót leżących, co do których proponowane jest zupełne 
wywłaszczenie w myśl pierwszego ustępu $. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1884 (Dz u p. Nr. 117). 
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parcel na przestrzeni robót leżących, co do których proponowane jest wywłaszczenie ograniczone lub tolerowanie w myśl drugiego ustępu $. 4 
a względnie pierwszego ustępu S. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 1884, Dz. u. p. Nr. 117. 
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2. Rozporzadzenie ministerstwa rolnictwa itd. z duin 18 grudnia 1885. 
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Dziennik ustaw państwa 


dla 
królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych 


wychodzić będzis nakładem c. k. drakarni nadwornej i rządowej w Wiedniu 
I. Singerstrasse Nr. 26 także w roku 1886 w języku niemieckim, włoskim, 
czeskim, polskim, ruskim, słowieńskim, illiryjsko-kroackim i rv- 
muńskim. 

Cena prenumeracyjua egzemplarza Dziennika ustaw państwa wynosi za cały 
rocznik 1886 w kiórymkolwiek z ośmiu języków 2 zł. 50 e. i można go odbicrać 
osobiście lub będzie posyłany bezpłatnie. 
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Roczniki 1819 aż do 1863 włącznie kosztują 30 zł.; roczniki 1864 aż do 1885 nłą- 
cznie kosztują 44 zł. 


Pojedyncze roczniki wydania niemieckiego dostać można po następujących 
cenach: 
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Roczniki wydań w innych 7 językach z lat 1870 do 1885 włącznie, dostać 
można po tych samych cenach co wydanie niemieckie. 


NB. Posyłki Dziennika ustaw państwa, które zaginęły lub doszły nie- 
zupełne, reklamować należy najpóźniej w przeciagu czterech tygcdni. 

Po upływie tego terminu reklamujący zapłacić winni należytość han- 
diowa (/, arkusza za 1 c.). 

Po cenie handlowej (1/, arkusza za 1 c.) dostać można w e. k. drukarni nad- 
wornej i rządowej pojedynczo każdą część roczników 1864 aż do 1885 włącznie; 
natomiast części roczników 1849 aż do 1663 włącznie można dostać pojedynczo, 
po powyższej cenie handlowej jedynie o ile zapas wystarczy, 
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